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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 423 

14 Αυγούστου 2009 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 
Αριθμ. 2910 

1. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΝΙ¬ 
ΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 
προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του 
έργου «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟ¬ 
ΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 1 
ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ¬ 
ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ. ΝΟΣΟΚΟ¬ 
ΜΕΙΟΥ - Κ.Υ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ» με προϋπολογισμό 69.020,00 
ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 

2. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία 
εργασιών: Κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με 
προϋπολογισμό 56.895,16 € (δαπάνη εργασιών, Γ. Ε και 
Ο.Ε και απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα την Διεύθυνση Τεχνι¬ 
κών Υπηρεσιών ΝΑ. Ηλείας, Διοικητήριο Πύργος, μέχρι 
τις 27.8.2009. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ. Χβ. ΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Γ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2621360258 ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2621033278 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: 
Α. Ασημακόπουλος. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύ¬ 
θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν. Α. Ηλείας στο Πύργο 
(Διοικητήριο β' όροφος) στις 1.9.2009, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών 
είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 
του ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν 
την κατηγορία και τάξεις του έργου δηλαδή: κατηγο¬ 
ρία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και τάξεις Α2 ή 1η ή 2η 
ανεξαρτήτως έδρας. 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά με το δημοπρατού- 
μενο). 


5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.137,90 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξι μήνες. 

6. Η κάλυψη δαπάνης θα γίνει από το ΠΕΠ Δυτ. Ελ¬ 
λάδος 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 4.1 (κωδικός έργου 2006 
ΕΠ00130294) με χρηματοδότηση κατά 80% από το ΕΤΠΑ 
και κατά 20% από εθνικούς πόρους Προκαταβολή δε 
θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ. 

Κρέστενα, 10 Αυγούστου 2009 

Ο Διοικητής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΟΛΑΪΤΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Αριθμ. ΤΥ/οικ. 24452 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυ¬ 
τοδιοίκησης Κέρκυρας διακηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό μεταξύ Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Κρατών 

- Μελών της Ε.Ε. και των Κρατών που δικαιούνται με 
τη συμφωνία Ε.Ο.Χ. να μετέχουν σε διαγωνισμό μεταξύ 
Κρατών - Μελών της Ε.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 3669/2008 για την εκτέλεση των Δημοσίων'Εργων, με 
το σύστημα προσφοράς με Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
και τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3669/2008 για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΩ ΓΑΡΟΥΝΑΣ - ΠΑΥΛΙΑΝΑ» 
προϋπ. 150.000,00 € εκ των οποίων 124.050,42 € για 
εργασίες με ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά 
και ανήκει στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 3.9.2009 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (9:30 π. μ. έναρξη και 10:00 π. μ. λήξη 
επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσεως Τεχνι¬ 
κών Υπηρεσιών Νομ/κής Αυτ/σης Κέρκυρας (Διοικητήριο 
Κέρκυρας) από αρμόδια επιτροπή. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: Με¬ 
μονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
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ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργ Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 3669/2008 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην Α1 τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΪΑ με τις προϋποθέσεις της παρ. 9 του άρθρου 
16 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει (για την περίπτωση της 
αναβάθμισης ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζε¬ 
ται σε 2.481 € που θα απευθύνεται είτε στην υπηρεσία 
που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευ¬ 
ής. είτε στον κύριο του έργου και έχει χρόνο ισχύος 
τουλάχιστον έξι (6) μήνες; και 30 ημέρες σύμφωνα με 
τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 24 του ν. 3669/2008 και τις 
υπόλοιπες ισχύουσες διατάξεις. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Β. 

Τα απαιτούμενα πέντε (5) μηχανόσημα του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
(υπολογιζόμενα με βάση τον προϋπολογισμό του έρ¬ 
γου, χωρίς Φ.Π.Α.) ή πρωτότυπο ισόποσο γραμμάτιο 
είσπραξης αγοράς ενσήμων Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (επ’ ονόματι 
του διαγωνιζομένου). Η οποιαδήποτε υποδιαίρεση του 
μηχανόσημου καλύπτεται με ακέραιο μηχανόσημο. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από Κ.Α.Π. - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
της Ν.Α Κέρκυρας. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Νομαρχιακή Επιτροπή της Ν.Α. Κέρκυρας. 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
σχετικών της δημοπρασίας όλες τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες υποδοχής του κοινού στα γραφεία της Δ/ 
νσεως Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ/κής Αυτ/σης Κέρκυ¬ 
ρας Σαμάρα 13 - Διοικητήριο μέχρι και 31.8.2009 ημέρα 
ΔΕΥΤΕΡΑ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2661362203 
Μουμούρη. 

Κέρκυρα, 12 Αυγούστου 2009 
Ο Νομάρχης 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕΝΗΝΤΑΡΧΟΥ - ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ 


( 3 ) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

Αριθμ. 13616 

Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας διακηρύσσει ότι: 

1. Εκτίθεται σε ανοικτή μειοδοτική δημοπρασία σύμ¬ 
φωνα με την παρ. 2β του άρθρου 4 του ν. 1418/1984, με 
το σύστημα δημοπράτησης «προσφορά με επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρω¬ 
μένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας 
με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκ¬ 
πτωσης» όπως προβλέπεται από την παρ.4β του άρθρου 
4 του ν. 1418/1984, το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985, τον 
ν.3263/2004 τον ν.3481/2006 & τον ν.3669/2008 για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση 
παραλιακής ζώνης Τ.Δ. Ν.Φωκαίας» προϋπολογισμού 
μελέτης 702.850,00 € με Φ.Π.Α. 

2. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί την 1.9.2009, ημέρα 
Τρίτη με ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών την 10.00 
π.μ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Κασσάν¬ 
δρας, στην Κασσανδρεία Χαλκιδικής Τ.Κ. 630 77, ενώπιον 
της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα δ’ ενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
Φας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την νέα ημε¬ 
ρομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και 
την ίδια ώρα (10.00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις . 

3. Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις 
του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του π.δ. 171/1987, του 
ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθη¬ 
καν με τους αντίστοιχους Νόμους και Διατάγματα των 
συναφών Υπουργικών Αποφάσεων και των ν.3263/2004, 
3481/2006 & ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν (σύμ¬ 
φωνα με την Αναλυτική Διακήρυξη): 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις : 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν : α) στην Γ1, 2η τάξη και 3η τάξη (με 
έδρα ή δηλωμένο νομό τη Χαλκ/κή) για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, β) Α2,1η τάξη και 2η τάξη (με έδρα ή δη¬ 
λωμένο νομό τη Χαλκ/κή) για έργα κατηγορίας ΗΛΜ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Ε ΟΈ.) στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τους καλούμενους του Ελληνικού Μη¬ 
τρώου ΜΕΕΠ . 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένοι ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα, παρόμοια με το δημοπρατούμενο από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 
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Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτικά Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο το 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Γ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ.609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχεί¬ 
ρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπο¬ 
λογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 
εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον 
προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Δ. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος . Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα 
ΘΗΣΕΑΣ με το ποσό των 236.704,60 € και Ιδιους Πόρους 
(με το ποσό των 163.295,39€ από πιστώσεις του 2009 
και τα υπόλοιπα από πιστώσεις του 2010), με φορέα 
κατασκευής το Δήμο Κασσάνδρας. 

6. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το 
ποσό των 11.812,61 €, δηλαδή το 2% του προϋπολογι¬ 
σμού της Υπηρεσίας (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
και κατατίθενται εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & 
Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ η οποία θα παρέχεται προς το 
Δήμο Κασσάνδρας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του π.δ. 
609/1985 και του άρθρου 4 του ν.3263/2004, όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε με τον ν.3559/2007 και του άρθρου 4 παρ. 
12 του ν.3481/2006. Επίσης το όριο ποσοστού έκπτωσης 
του άρθρου 4 παρ. 2 του ν.3263/2004 καθορίζεται σε 
12 %. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
σχετικίόν στοιχείων του διαγωνισμού κατά τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες στο γραφείο της Τεχνικής Υπηρε¬ 
σίας του Δήμου Κασσάνδρας (Δημαρχιακό κατάστημα 
1 ος όροφος - Κασσανδρεία Χαλκιδικής Τ.Κ. 630 77 τηλ. 
2374022083,22001, φαξ 2374023902,) και να παραλάβουν 
τα τεύχη δημοπράτησης με καταβολή ποσού 15,00€, 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι την 
27.8.2009 ημέρα Πέμπτη. 

Κασσανδρεία, 11 Αυγούστου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΝΕΛΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΡΙΝΑΣ 

Αριθμ. 3769 

Ο Δήμαρχος Μύρινας διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ11389 ΦΕΚ Β 185/23.3.1993) 


για την «Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων (μέχρι 16 ετών) 
λεωφορείων 16-20 θέσεων». 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 
99.960,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) από πιστώσεις του Προγράμ¬ 
ματος ΘΗΣΕΑΣ. 

Στο διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών γίνο¬ 
νται δεκτοί φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στα οικεία 
μητρώα του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεταιρισμοί και 
ενώσεις Προμηθευτών. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του Δημοτικού Συμβουλίου (1ος όροφος Παπουτσίδειου 
κτιρίου - Πλατεία ΟΤΕ) την 10.9.2009 ημέρα Πέμπτη 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής με ώρα έναρξης πα¬ 
ραλαβής προσφορών την 9:00 π.μ και ώρα λήξης την 
10:00 π.μ.. 

Εγγύηση συμμετοχής 5% (4.200,00 Ευρώ) επί της συ¬ 
νολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες στο Δήμο Μύρινας (τηλ. 22543-50031 - ΦΑΞ - 
22543-50050, σπιαίΙ: όπιίπηαείαίγαΐΊοο.ρΓ) Αρμόδιος υπάλ¬ 
ληλος : Νίκος Περτσάς. 

Μύρινα, 10 Αυγούστου 2009 
Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΜΑΓΚΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΡΙΝΑΣ 

Αριθμ. 3768 

Ο Δήμαρχος Μύρινας διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον τηρούν τις 
τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389 ΦΕΚ Β 185/23.3.1993) για την «ΠΡΟ¬ 
ΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΑΤ». 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 
100.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) από πιστώσεις : α) 73.285,00 
Ευρώ από Νομαρχ/κή Αυτ/ση Λέσβου και β) 26.715,00 
Ευρώ από ΣΑΤΑ. 

Στο διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών γίνο¬ 
νται δεκτοί φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στα οικεία 
μητρώα του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεταιρισμοί και 
ενώσεις Προμηθευτών. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του Δημοτικού Συμβουλίου (1 ος όροφος Παπουτσίδειου 
κτιρίου - Πλατεία ΟΤΕ) την 11.9.2009 ημέρα Παρασκευή 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής με ώρα έναρξης πα¬ 
ραλαβής προσφορών την 9:00 π.μ και ώρα λήξης την 
10:00 π.μ. 

Εγγύηση συμμετοχής 5 % (4.424,78 Ευρώ) επί της συ¬ 
νολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ. 

Γ ια περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες στο Δήμο Μύρινας (τηλ. 22543-50031 - ΦΑΞ - 
22543-50050, σπιαίΙ: όπιίπηαείαίγαΐΊοο.ρΓ) Αρμόδιος υπάλ¬ 
ληλος : Νίκος Περτσάς. 

Μύρινα, 10 Αυγούστου 2009 
Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΜΑΓΚΗΣ 




6688 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


( 6 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Αριθμ. Δ. 2697 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας, προκηρύσ¬ 
σει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
«Βελτίωση - Συντήρηση και Αποκατάσταση του οδικού 
δικτύου Ν.Α. Καρδίτσας (Δήμων Αργιθέας - Ανατολικής 
Αργιθέας - Αχελώου - Μουζακίου)» με προϋπολογισμό 
900.000 ΕΥΡΩ (με το Φ.Π.Α.). 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Δ.Τ.Υ 
Ν.Α. Καρδίτσας Μπλατσούκα 24, μέχρι τις 10.9.2009. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

2. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24410 42999 .ΕΑΧ επι¬ 
κοινωνίας 24410-25349 αρμόδιος υπάλληλος για επι¬ 
κοινωνία Βάρρα. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15.9.2009, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι το σύστημα προσφοράς με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι στην 2η τάξη και άνω στην κατηγορία 
έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που 
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το 
δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 15.005 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες + 30 ημέρες, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από Ετή¬ 
σιο πρόγραμμα ΚΑΠ. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Νομαρχιακή Επιτροπή Έργων Υποδομής και ποιό¬ 
τητας Ζωής της Ν.Α. Καρδίτσας. 

Καρδίτσα, 6 Αυγούστου 2009 

Ο Νομάρχης 
ΦΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 

Αριθμ. 5120 

Ο Δήμαρχος Εγνατίας διακηρύσσει ότι: 

Εκτίθεται σε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της 
μελέτης της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
του ν. 3669/2008, ν. 3263/2004, του ν. 1418/1984 και των π.δ. 
609/1985,171/1987 και 218/1999 και τους όρους της υπ’ αριθμ. 
373/2009 εγκεκριμένης μελέτης της ΤΥΔΚ Ν. Ιωαννίνων για 
την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: 

«Ολοκλήρωση εργασιών Πολιτιστικού κέντρου Μεγά¬ 
λης Γότιστας, του Δήμου Εγνατίας» 


Προϋπολογισμού: Εκατόν δέκα τρεις χιλιάδες ευρώ, 
113.000,00 € (με Φ.Π.Α.). Το έργο ανήκει στην κατηγορία 
εργασιών Οικοδομικών με προϋπολογισμό : Ενενήντα 
τρεις χιλιάδες ενενήντα επτά ευρώ και τέσσερα λεπτά 
ή 93.097,04 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα). 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. 
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 1.9.2009 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στα 
γραφεία του Δήμου Εγνατίας, Νομού Ιωαννίνων. Αν 
για οποιοδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά 
δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα 
ημερομηνία που θα καθοριστεί με πράξη της η προϊ- 
σταμένη αρχή. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: Μεμονωμένες ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφό¬ 
σον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
Οικοδομικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και με 
τους περιορισμούς που ισχύουν ως προς τα κατώτατα 
όρια για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις με έδρα εντός 
ή εκτός Νομού. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.870,00€ (ποσο¬ 
στό 2% του προϋπολογισμού των δημοπρατούμενων 
εργασιών της μελέτης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 
απευθυνόμενη στο Δήμο Εγνατίας και ισχύ τουλάχιστον 
διακοσίων δέκα (210) ημ. Ημερών, μετά την ημέρα διε¬ 
ξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προ¬ 
σφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό του 
αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 12%, όπως 
έχει καθοριστεί με την Δ17α/02/101/ΦΝ437/13.02.04 
Υπουργική Απόφαση, προκειμένου να υπογράφει η 
σύμβαση ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ν. 
3669/2008(ΚΔΕ) 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου και θα επικυρω¬ 
θεί από την Δ/νση Αυτ/σης και Αποκ/σης Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λ.π.) από την έδρα του Δήμου στο Το¬ 
πικό Διαμέρισμα Μικρού Περιστεριού Ν. Ιωαννίνων, μέχρι 
την 27.8.2009. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγμα τύπου Β. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2656022015, ΡΑΧ επικοινω¬ 
νίας 2656022017, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: 
Καλοφύρη Ελένη. 

Μικρό Περιστέρι, 12 Αυγούστου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΣΠΕΡΙΩΝ 

Αριθμ. 4301 

Ο Δήμαρχος Εσπερίων διακηρύσσει ότι εκθέτει σε 
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές με το σύστημα της προσφοράς σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985 καθώς 
και τις διατάξεις του ν. 3263/2004, του ν. 1418/1984 
όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
ν. 2229/1994 και το ν. 2940/2001, και τις διατάξεις του 
άρθρου 13 του ν. 2338/1995 (ΦΕΚ Α’ 202) το οποίο τρο¬ 
ποποιεί και συμπληρώνει το ν. 1418/1984, το π.δ. 609/1985 
και τον ν. 2229/1994, καθώς και των Διαταγμάτων και 
υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση 
του ν. 1418/1984 και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομη¬ 
νία δημοπρατήσεως του έργου ήτοι τα π.δ. 23/1993 και 
π.δ. 85/1995, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2009», προϋπολογισμού 
δαπάνης 130.000,00 € (με ΦΠΑ 19%). 

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από Ιδιους Πό¬ 
ρους του Δήμου Εσπερίων. 

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια επι¬ 
τροπή στα γραφείο του ΔΗΜΟΥ ΕΣΠΕΡΙΩΝ (Ταχ.Δ/νση 
.Βελονάδες Κέρκυρα) την 1.9.2009 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 
10:00 πμ (που θα είναι η ώρα λήξεως της παραλαβής 
προσφορών). 

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή 
διαγωνισμού. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α2 και 1η 
και 2η εντός νομού για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, όπως και 
κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων που κατατάσ¬ 
σονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και 
τάξεις του ΜΕΕΠ με την παρ. 9 του άρθρου 16 του 
ν. 1418/1984. Επίσης γίνονται δεκτές εργοληπτικές κοινο¬ 
πραξίες βάσει του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΕΔ2α/01/27/ 
ΦΝ294/18.3.1985 απόφασης. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία είναι 2.177,00 € 
και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Εσπερίων. 

Τα τεύχη δημοπράτησης και τα έντυπα της οικονομι¬ 
κής προσφοράς χορηγούνται στους ενδιαφερομένους, 
εφόσον ζητηθούν τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες 
πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς να 
προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού). 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία 
του Δήμου Εσπερίων κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση και 
στα τηλέφωνα 2663-072347. 

Βελονάδες, 12 Αυγούστου 2009 

Ο Δήμαρχος 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ 


Ο) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Αριθμ. 29343 

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου διακηρύσσει ανοικτό δη¬ 
μόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και 
συμπλήρωση τιμολογίου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 
120.000 ευρώ με ΦΠΑ. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατά¬ 
στημα Ασπροπύργου που βρίσκεται στη Λεωφ. Δημο¬ 
κρατίας 18, στις 28.8.2009, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 
08.30 π.μ. έως 09.00 π.μ. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί 
με την προσφορά Εγγυητική συμμετοχής για το ποσό 
που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπά¬ 
νης χωρίς το Φ.Π.Α. 

Γ ια περισσότερες πληροφορίες και την παραλαβή των 
αναλυτικών τευχών της διακήρυξης κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες από το αρμόδιο γραφείο, Π. Δεδούση, 
Τηλ 210-5577190 (εσωτ. 179). 

Ασπρόπυργος, 12 Αυγούστου 2009 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ 
Αριθμ. 3524 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» 

1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑ¬ 
ΦΗΣ 

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος του έργου «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡ¬ 
ΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙ¬ 
ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ» και ο τόπος της 
παροχής ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

11.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: Αντικείμενο 
του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας σύμ¬ 
φωνα με το ν. 2518/1997 (Φ.Ε.Κ. 164/Α 1 ) και την υπ’ αριθμ. 
4434.1.2.2008 (ΦΕΚ 1877/Β’) υπουργική απόφαση εκ μέ¬ 
ρους του αναδόχου για τον έλεγχο πρόσβασης, ερευνών 
ασφαλείας, περιπολιών, φύλαξη και αναφορά συμβάντων 
στον ΥΑΛΕ ή τον όποιο εκπρόσωπο του Οργανισμού 
έχει ορίσει ο ΥΑΛΕ ή ορίζεται στο Σχέδιο Αντιμετώπι¬ 
σης Εκτάκτων Αναγκών του Οργανισμού καθώς και στο 
εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης 
(ΣΑΛΕ) του Οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου. 

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δη¬ 
μόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν 
θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. 

Προεκτιμώμενη Αμοιβή: α) Συνολική: 3.000.000,00 € 
πλέον ΦΠΑ. 

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης (36 
μήνες). 

Τμήμα III Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πλη¬ 
ροφορίες: 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις 

Εγγύηση συμμετοχής: 

Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγω¬ 
νισμού ανέρχεται σε 150.000,00 ευρώ (€) (αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 5% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της 
σύμβασης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανα¬ 
δοχές για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται στο 
10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. 

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τον Τακτικό Προ¬ 
ϋπολογισμό του ΟΛΗ ΑΕ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
1/12 ου Δ/Σ /21.7.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά 
ημερολογιακό μήνα μετά την πιστοποίηση - Βεβαίωση 
των εκτελεσθεισών εργασιών. 

3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, 
δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική μορ¬ 
φή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία. 

4. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις 
του π.δ. 59/2007, 60/2007 και του π.δ. 118/2007. 

III Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση 
των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο Β.1.8 και 
Β.1.9 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαι- 
τούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη 
συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 
Β.1.11 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που 
υποβάλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα 
στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη 

- μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 
Χώρο ή στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας περί Δημοσίων 
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η 
οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ 
139/Α), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την 
ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές 
συμφωνίες με την ΕΕ. 

Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά πρό¬ 
σωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία κράτους 

- μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους - μέλους που έχει 
υπογράφει την ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει 
ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική 
του διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους ή την έδρα 
του στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη 
ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, ση¬ 
μαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία στη φύλαξη χώρων ή 
σε άλλες συναφείς δραστηριότητες με το περιεχόμενο 
του παρόντος. 

3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνο¬ 
λικά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 

2. Κάθε μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται 
να εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και 
να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, 
επί ποινή αποκλεισμού της σύμπραξης ή κοινοπραξίας 
στην οποία μετέχει. 

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ανοικτή διαδικασία 
και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια: 


Α/Α 

Κριτήρια Αξιολόγησης 

Συντελε¬ 
στής Βα¬ 
ρύτητας 

Α.1 

Μεθοδολογία εκτέλεσης των 
εργασιών 

30% 

Α.2 

Ομάδα Εργασίας - Προσωπικό 
εκτέλεσης των εργασιών 

35% 

Α.3. 

Εμπειρία, Οργάνωση και υπο¬ 
δομή του Υποψήφιου για την 
εκτέλεση του έργου 

35% 


Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνι¬ 
σμού: 

1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων 
και πληροφοριών: Μέχρι 12 ημέρες προ της εκπνοής 
της προθεσμίας υποβολής προσφορών δηλαδή μέχρι 
9.9.2009, έναντι, καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής 
των εγγράφων. 

Για να έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της 
διακήρυξης του Διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι πρέπει 
να ζητήσουν διευκρινήσεις 8 ημέρες πριν από την εκ- 
πνοή της προθεσμίας υποβολής της ένστασης δηλαδή 
μέχρι την 29.8.2009. 

Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατό¬ 
πιν συνεννόησης με την υπηρεσία. 

2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 21.9.2009 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. 

Οι προσφορές θα ανοιχτούν σε δημόσια συνεδρίαση 
της Επιτροπής Διαγωνισμού στις 22.9.2009 η μέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 πμ. 

Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγ- 
μένα στην ελληνική γλώσσα. 

3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχι¬ 
στον έξη μήνες από την επομένη της διενέργειας του 
Διαγωνισμού δηλαδή μέχρι 22.3.2010. 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ενστάσεις και προσφυγές κατατίθενται στην αρχή 
που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι στον ΟΛΗ ΑΕ, από 
την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πλη¬ 
ροφορίες., για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από 
τις σχετικές διατάξεις και την αναλυτική προκήρυξη 
εντός των προθεσμιών που αναφέρονται για κάθε πε¬ 
ρίπτωση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες 
της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 1.8.2009 

Ηράκλειο, 10 Αυγούστου 2009 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΜΗΝΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Αριθμ. 09/4888/11.8.2009 

1. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, δι¬ 
ακηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του 
έργου «Έργο Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης 16 
Συνολικά Χ.Α.Δ.Α. εντός των ορίων του Νομού Θεσ¬ 
σαλονίκης», με προϋπολογισμό 2.000.000,00 Ευρώ. 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 
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α) κατηγορία Υδραυλικών Έργων, με προϋπολογισμό 
1.479.345,08 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα). 

β) κατηγορία Έργων Πρασίνου, με προϋπολογισμό 
156.237,45 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Σο- 
φοκλέους 34, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, μέχρι τις 
3.9.2009. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγ¬ 
μα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310519939, 
ΕΑΧ επικοινωνίας 2310514108, αρμόδιοι υπάλληλοι για 
επικοινωνία, Μαριάννα Κορακίδου και Κων/νος Μπα- 
καλούδης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8.9.2009, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10,00 και το σύστημα υποβολής προσφο¬ 
ρών είναι αυτό της προσφοράς με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης του άρθρου 6 του ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 

- στην 2η ή 3η ή 4η τάξη ανεξαρτήτως έδρας για έργα κα¬ 
τηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (προϋπολογισμός 1.479.345,08 ΕΥΡΩ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)) και 

- στην Α2 και άνω για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
(προϋπολογισμός 156.237,45 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)). 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από κρά- 
τη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού χώρου ή που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. 
του Π.Ο.Ε. και έχουν αντίστοιχη τάξη και κατηγορία με 
τις Ελληνικές. 

γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 32.712,00 Ευρώ 
και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, από την 
ημερομηνία δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των προ¬ 
σφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕυρωπαϊκήΈνω- 
ση (Κοινοτική συμμετοχή μέσω Ε.Τ.Π.Α. 80% - Κρατική 
συμμετοχή 20%), με φορέα χρηματοδότησης τη Νο¬ 
μαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (Χρηματοδότη¬ 
ση μέσω προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με τη 
Σ.Α.Ν.Α.0183). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Νομαρχιακή Επιτροπή Διοίκησης, Αθλητισμού, Πο¬ 
λιτισμού, Τουρισμού και Υποδομών της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. 

Θεσσαλονίκη, 11 Ιουλίου 2009 
Ο Νομάρχης 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ 


( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ 
Αριθμ. 2967 

1. Ο Δήμαρχος Βλαχερνών ανακοινώνει ότι θα γίνει 
ανοιχτή δημοπρασία με σύστημα προσφοράς ενιαίου 
ποσοστού έκπτωσης των τιμών Τιμολογίου (άρθρο 5 του 
ν. 3669/2008) για την ανάδειξη Μειοδότη κατασκευής 
του έργου «Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις-τε- 
χνικά-αποχετευτικά Τ.Δ. Γραμμενίτσας» με προϋπολογι¬ 
σμό 45.593,45 €, χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. και 55.100,00 € 
με τον ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 159/2009 μελέτη 
της Τ.Υ.Δ.Κ. Αρτας. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το 
πρόγραμμα ΣΑΤΑ 2008 με το ποσό των 53.100,00 €. Προ¬ 
καταβολή δεν θα χορηγηθεί. Το αποτέλεσμα της δημο¬ 
πρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή. 

2. Το έργο θα εκτελεστοί σύμφωνα με το ν. 3669/2008 
και το π.δ. 171/1987 και την εγκ. 21/2.10.2008 υπ’ αριθμ. 
Δ17α/11/116/ΦΝ437 που αφορά τον υπολογισμό της αξίας 
της ασφάλτου. 

Το έργο συντίθεται από μία μόνον κατηγορία αυτή 
της οδοποιίας με προϋπολογισμό 45.593,45 €. 

Στους ανωτέρω προϋπολογισμούς περιλαμβάνονται 
δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρόβλεπτα. 

3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον 
ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΊ¬ 
ΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ. Επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα 
εφόσον το χρηματικό τους όριο το επιτρέπει και για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 
7 του ν. 3669/2008 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ν. 3669/2008. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων με ανα- 
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βάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας δεν συντρέχει στο 
παρόν έργο. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων έργων. 

5. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής 912,00 € που θα 
απευθύνεται υποχρεωτικά στο Δήμο Βλαχερνών. Οι 
προσφορές που θα υποβληθούν δεσμεύουν τους προ- 
σφέροντες για διάστημα έξι (6) μηνών και η προθεσμία 
ισχύος των εγγυητικών επιστολών θα είναι επτά (7) 
μήνες. 

6. Ορίζεται σαν όριο ποσοστού έκπτωσης, πάνω από 
το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκο¬ 
μίσει επιπλέον εγγυήσεις κατά την υπογραφή της σύμ¬ 
βασης, το ΔΩΔΕΚΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (12%) βάσει του 
άρθρου 4 παρ. 1 και 2 του ν. 3263/2004. 

7. Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου 
Βλαχερνών (Γραφείο Δημάρχου) στη Γραμμενίτσα Αρ¬ 
τας στις 1.9.2009, ημέρα ΤΡΙΤΗ, με ώρα λήξης την 10:00 
π.μ. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν διε- 
νεργηθεί, αυτή θα γίνει στις 8.9.2009 ημέρα ΤΡΙΤΗ και 
με ώρα λήξης την 10:00 π.μ., χωρίς να ακολουθήσει νέα 
δημοσίευση. 

8. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα 
τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία του Δήμου και θα 
καταβάλουν το ποσό των 10 Ευρώ που αντιστοιχεί στο 
κόστος αναπαραγωγής. Επίσης μπορούν να παίρνουν 
πληροφορίες κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από την 
Τ.Υ.Δ.Κ. Αρτας και από τα γραφεία του Δήμου Βλαχερ¬ 
νών (τηλ. 2681360700). 

Γραμμενίτσα, 10 Αυγούστου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΖΩΗΣ ΧΡ. ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ 

Αριθμ. 2966 

1. Ο Δήμαρχος Βλαχερνών ανακοινώνει ότι θα γίνει 
ανοιχτή δημοπρασία με σύστημα προσφοράς ενιαίου 
ποσοστού έκπτωσης των τιμών Τιμολογίου (άρθρο 5 του 
ν. 3669/2008) για την ανάδειξη Μειοδότη κατασκευής 
του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών 
που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Τ.Δ. Γραμμενί- 
τσας» με προϋπολογισμό 11.438,86 €, χωρίς την αξία 
του Φ.Π.Α. και 13.625,00 € με τον ΦΠΑ, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. 158/2009 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. Αρτας. Το έργο 
θα χρηματοδοτηθεί από επιχορήγηση τουΎΠΕΣ με το 
ποσό των 13.625,00 €. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Δημαρχιακή Επιτροπή. 

2. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με το Νόμο 
3669/2008 και το π.δ. 171/1987. Το έργο συντίθεται από 
μία μόνον κατηγορία αυτή της οδοποιίας με προϋπο¬ 
λογισμό 11.438,86 €.. 

Στους ανωτέρω προϋπολογισμούς περιλαμβάνονται 
δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρόβλεπτα. 

3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον 


ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙ¬ 
ΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ. Επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα 
εφόσον το χρηματικό τους όριο το επιτρέπει και για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παο- 
απάνω περιπτώσεων α,β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 
7 του ν. 3669/2008 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ν. 3669/2008. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ) εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων με ανα¬ 
βάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας δεν συντρέχει στο 
παρόν έργο. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων κατ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του 
ν. 3669/2008. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων 
έργων. 

5. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής 229,00 € που θα 
απευθύνεται υποχρεωτικά στο Δήμο Βλαχερνών. Οι 
προσφορές που θα υποβληθούν δεσμεύουν τους προ- 
σφέροντες για διάστημα έξι (6) μηνών και η προθεσμία 
ισχύος των εγγυητικών επιστολών θα είναι επτά (7) 
μήνες. 

6. Ορίζεται σαν όριο ποσοστού έκπτωσης, πάνω από 
το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκο¬ 
μίσει επιπλέον εγγυήσεις κατά την υπογραφή της σύμ¬ 
βασης, το ΔΩΔΕΚΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (12%) βάσει του 
άρθρου 4 παρ. 1 και 2 του ν. 3263/2004. 

7. Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου 
Βλαχερνών (Γ ραφείο Δημάρχου) στη Γ ραμμενίτσα Αρ¬ 
τας στις 1.9.2009, ημέρα ΤΡΙΤΗ, με ώρα λήξης την 10:00 
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π.μ. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν διε- 
νεργηθεί, αυτή θα γίνει στις 8.9.2009 ημέρα ΤΡΙΤΗ και 
με ώρα λήξης την 10:00 π.μ., χωρίς να ακολουθήσει νέα 
δημοσίευση. 

8. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα 
τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία του Δήμου και θα 
καταβάλουν το ποσό των 10 Ευρώ που αντιστοιχεί στο 
κόστος αναπαραγωγές. Επίσης μπορούν να παίρνουν 
πληροφορίες κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από την 
Τ.Υ.Δ.Κ. Αρτας και από τα γραφεία του Δήμου Βλαχερ- 
νών (τηλ. 2681360700). 

Γραμμενίτσα, 10 Αυγούστου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΖΩΗΣ ΧΡ. ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Αριθμ. 24344 

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου διακηρύσσει ανοικτό δη¬ 
μόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και συ¬ 
μπλήρωση τιμολογίου για την ανάθεση εργασίας για 
τον «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» με ειδικό 
μηχάνημα κ.λ.π. προϋπολογισμού δαπάνης 238.000 με 
ΦΠΑ. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατά¬ 
στημα Ασπροπύργου που βρίσκεται στη Λεωφ. Δημο¬ 
κρατίας 18, στις 28.8.2009, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 
09.00 π.μ. έως 09.30 π. μ. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί 
με την προσφορά Εγγυητική συμμετοχής για το ποσό 
που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπά¬ 
νης χωρίς το Φ.Π.Α. 

Για περισσότερες πληροφορίες και την παραλαβή των 
αναλυτικών τευχών της διακήρυξης κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες από το αρμόδιο γραφείο, Αβραάμ, Τηλ. 
210-5577190 (εσωτ. 216). 

Ασπρόπυργος, 12 Αυγούστου 2009 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 

Αριθμ. 4857 

Ο Δήμαρχος Κάρλας, ενεργώντας ως Αναθέτου- 
σα Αρχή με βάση την υπ’ αριθμ. «153.363/ΚτΠ9764/Β» 
απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», προκη¬ 
ρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό για το Υποέργο: «Προμή¬ 
θεια, εγκατάσταση, συντήρηση και θέση σε λειτουργία 
ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για 
την υλοποίηση του ευρυζωνικού ασύρματου δικτύου 
του Δήμου Κάρλας μετά της αξίας αυτού (σε Ευρώ, 
εγκατεστημένου στους σχετικούς χώρους)» στα πλαίσια 
του έργου «Υλοποίηση Ασύρματου Δικτύου στον Δήμο 
Κάρλας». Η διενέργεια του διαγωνισμού και η προμήθεια, 
ακολουθούν τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11389/23.31993 


υπουργικής απόφασης [ΦΕΚ β’ 185/93 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟ¬ 
ΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ¬ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)] 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές 
τους και με κούριερ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
σχετική διακήρυξη, το αργότερο έως την Δευτέρα 31.8. 
2009 και ώρα 10:00 στα Γραφεία του Δημοτικού Κατα¬ 
στήματος Στεφανοβικείου. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την Παρασκευή 
4.9.2009 και ώρα 10:00 στα γραφεία του Γραφεία του 
Δημοτικού Καταστήματος Στεφανοβικείου. Ο διαγωνι¬ 
σμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέ- 
χονται στην σχετική διακήρυξη. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό 
των ογδόντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ 
και ενενήντα λεπτών 83.430,90 € (ελεύθερο και συμπε¬ 
ριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), το οποίο είναι και το ανώτατο 
όριο για την υποβολή προσφορών. 

Η εγγύηση συμμετοχής (5%) στο διαγωνισμό ορίζεται 
στο πόσο των 3.505,50 ευρώ σε εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα απευθύνεται στον 
Δήμο Κάρλας. 

Γ ια τη διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης μπορούν 
να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και να παραλά¬ 
βουν πλήρες αντίγραφο μέχρι και την προηγούμενη 
της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού από το 
Δήμο Κάρλας. 

Στεφανοβίκειο, 12 Αυγούστου 2009 

Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ 

-♦- 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ 

Αριθμ. 6558 

Ο Δήμαρχος Περάσματος προκηρύσσει ανοικτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Επισκευή 
- συντήρηση δικτύων άρδευσης (υδραύλακες κτλ.)» 
με προϋπολογισμό 150.000,00 €. Το έργο συντίθεται 
από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατη¬ 
γορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 103.020,25 € 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και Απρόβλεπτα) και 
β) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 23.030,17. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
υποχρεώσεων κ.τ.λ.) από το Δημαρχείο Περάσματος 
μέχρι και τις 3.9.2009. Τιμή τεύχους 5,00 €. 

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23850-31021, αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία Τζέτζης Σπύρος. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8.9.2009, ημέρα Τρί¬ 
τη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 6 του ν. 3669/2008. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α2 και 
άνω στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, και Α1 και άνω στην 
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κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ υπό τους όρους και περιορι¬ 
σμούς για τα κατώτατα όρια σύμφωνα με τις ισχύουσες 
κείμενες διατάξεις. 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά τη τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.525,00 € η οποία 
πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο Περάσματος και έχει 
ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες και 30 ημέρες, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 
μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Δημαρχιακή επιτροπή του Δήμου Περάσματος. 

Πέρασμα, 12 Αυγούστου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΑΣΠΡΙΔΗΣ 
-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΕΛΛΑΝΩΝ 

Αριθμ. 3829 

Ο Δήμαρχος Σελλάνων προκηρύσσει σε «ανοικτή» δη¬ 
μοπρασία με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα 
προσφοράς με επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επι¬ 
μέρους ποσοστών έκπτωσης, για την επιλογή αναδόχου 
για την κατασκευή του έργου «Ασφαλτοστρώσεις - Ανα¬ 
πλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ (Β' φάση)», συνολικού 
προϋπολογισμού 160.000 € (με Φ.Π.Α 19%), σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) και ειδικότερα του 
άρθρου 3 «Τρόποι επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης», 
του άρθρου 6 «Σύστημα προσφοράς με επί μέρους πο¬ 
σοστά έκπτωσης» 

1. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 

α. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π. που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον 
ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
και Α1 τάξη και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ σε κοινο¬ 
πραξία. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος ΘΗΣΕΑΣ (135.212,99 €) και από τακτικά έσοδα 
του Δήμου (24.787,01 €). 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε πέντε 
(5) μήνες. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 1.9.2009, ημέρα Τρίτη, 
με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10 η π.μ. 
στα γραφεία του Δήμου Σελλάνων στο Προάστιο ενώ¬ 
πιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. 

Η παραλαβή, εξέταση και αποσφράγιση των προσφο¬ 
ρών θα γίνει την ίδια ημέρα, σύμφωνα με τα αναφερόμε- 
να στο άρθρο 22 παρ 6-8 του ν. 3669/2008 δημόσια και 
παρουσία των νόμιμων εκπροσώπων των εργοληπτικών 
επιχειρήσεων που συμμετέχουν στον διαγωνισμό. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη και το έντυπο προσφοράς μέχρι και την 
Πέμπτη 27.8.2009 και χορηγούνται το αργότερο εντός 


της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της 
αίτησης χορήγησης από το Δήμο Σελλάνων και την 
ΤΥΔΚ Καρδίτσας. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 2.640 € και απευθύνεται προς το Δήμο Σελ¬ 
λάνων. 

Προάστιο, 12 Αυγούστου 2009 

Ο Δήμαρχος 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΝΗΣ 

-♦- 

(18) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 

Αριθμ. 321/57 

Ο Δήμαρχος Αγράφων διακηρύσσει ότι την 1.9.2009, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των 
προσφορών) στο Δημαρχείο του Δήμου Αγράφων θα 
διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: προ¬ 
σφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομά¬ 
δες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των 
προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω 
σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της 
υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με 
τους ν. 3669/2008, ν. 3263/2004, ν. 3212/2003, ν. 2940/2001, 
ν. 2372/1996, ν. 2338/1995, ν. 2229/1994, τις διατάξεις του 
π.δ. 334/2000, π.δ. 609/1985, π.δ. 210/1997, κ.α. όπως τρο¬ 
ποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή 
του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 
ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑ - ΣΤΥΛΟΣ». 

Ο κωδικός του έργου είναι: 321/57 και πρόκειται για 
το υποέργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 
ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑ - ΣΤΥΛΟΣ». 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογι¬ 
σμό 490.746,59 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα). 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
74/2009 της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ανέρχεται στο 
ποσό των 490.746,59 ευρώ (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 600.000,00 ευρώ (με αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να 
παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την 
έδρα του Δήμου Αγράφων Άγραφα Ευρυτανίας, μέχρι 
τις 26.8.2009. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 

21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1 η ή 2 η τάξη για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ανεξαρτήτως έδρας ή 3 η τάξη 
εντός νομού της έδρας επιχείρησης και ενός ακόμη 
νομού. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
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ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

21.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσε¬ 
ων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους2, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 3669/2008 
(ΚΔΕ)3 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

21.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 
16 του ν. 3669/2008 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % 
επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια 
της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 9.814,93 ευρώ 
και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς 
το Δήμο Αγραφων Ευρυτανίας Η ισχύς της θα είναι 
τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια 
έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 360 (τρια¬ 
κόσιες εξήντα) ημερολογιακές ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται οπό το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 
2013» με ποσοστό συγχρηματοδότησης 71,96% από το 
Ε.Γ.Τ.Α.Α, και 28,04% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 
2823). 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Περισσότερες πληρο¬ 
φορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το 


Δήμο Αγράφων, αρμόδιος υπάλληλος Λάππας Κων/νος 
(τηλ· 22373 50905, Φαξ: 22373 50907) και την Τ.Υ.Δ.Κ. 
Ν. Ευρυτανίας (τηλ. 22370 22294 Φάξ: 22370 22294), τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Αγραφα, 11 Αυγούστου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ 

-♦- 

09) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 

Αριθμ. 13750 

«Παραχώρηση Διαχείρισης Ακινήτου του Δήμου Σικυω- 
νίων του Ν. Κορινθίας, στο Ο.Τ. 88, στο χώρο του πρώην 
Σταφιδεργοστασίου Φραντζή, για την αξιοποίηση του 
μέσω Πολιτιστικού Πολυκέντρου» 

1. Περιγραφή Αντικειμένου: Το αντικείμενο της Σύμ¬ 
βασης είναι η διαχείριση του Ακινήτου του Δήμου Σι- 
κυωνίων στο Ο.Τ. 88 της πόλεως του Κιάτου, για την 
αξιοποίηση του μέσω Πολιτιστικού Πολυκέντρου (Π.Π.), 
με παραχώρηση του δικαιώματος εμπορικής εκμετάλ¬ 
λευσης του Π.Π. στον Ανάδοχο. Η προκηρυσσόμενη Σύμ¬ 
βαση είναι Σύμβαση Παραχώρησης υπηρεσιών σύμφωνα 
με τον ορισμό της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του π.δ. 
60/2007 και κατατάσσεται στην κατηγορία 14 των δρα¬ 
στηριοτήτων του Παραρτήματος IIΑ του π.δ. 60/2007. 

Το αντικείμενο της Σύμβασης περιγράφεται στα τεύ¬ 
χη του Διαγωνισμού και περιλαμβάνει το σύνολο των 
ενεργειών, εργασιών και υπηρεσιών που απαιτούνται 
για τη χρηματοδότηση, τη μελέτη, την αδειοδότηση, τη 
δημιουργία, τη λειτουργία, τη διαχείριση, τη συντήρηση 
και την εμπορική εκμετάλλευση του Π.Π. (κωδικός ΘΡΝ/: 
70.33.0000). 

2. Ανταλλάγματα: 

Για την υλοποίηση της Σύμβασης, τα συμβαλλόμενα 
μέρη αναλαμβάνουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

2.1 Ο Δήμαρχος Σικυωνίων υποχρεούται να παραχω¬ 
ρήσει στον Ανάδοχο, από την ημερομηνία υπογραφής 
της Σύμβασης και μέχρι τη λήξη της ή την καθ’ οιον- 
δήποτε τρόπο λύση αυτής, το αποκλειστικό δικαίωμα 
διαχείρισης του Ακινήτου για την αξιοποίηση του μέσω 
της δημιουργίας του Π.Π. της Σύμβασης, καθώς και το 
αποκλειστικό δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης του 
Π.Π., μεθ’ όλων των χρήσεων που θα αναπτύξει ο Ανά- 
δοχος εντός του Π.Π., σύμφωνα με την Προσφορά του, 
τις επιτρεπόμενες χρήσεις, τις Μελέτες που θα εγκρι- 
θούν από την Υπηρεσία και τις αρμόδιες Αρχές και τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

(ί) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει στον ΚτΕ, 
έναντι της παραχωρούμενης διαχείρισης και εκμετάλ¬ 
λευσης του Ακινήτου, ποσό που δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) ετη- 
σίως. Το ποσό αυτό θα προκύπτει ως άθροισμα των 
ακόλουθων επί μέρους ποσών: της ετήσια προσόδου 
και ποσοστού επί του συνολικού κύκλου εργασιών του 
Π.Π. περιλαμβάνεται στην Οικονομική Προσφορά. 

3. Διάρκεια Σύμβασης - Προθεσμίες: Η συνολική διάρ¬ 
κεια της Σύμβασης ορίζεται σε είκοσι (20) έτη, μετρού- 
μενη από την ημερομηνία υπογραφής της. 

4. Δικαίωμα προαίρεσης - Δικαίωμα διαλυτικής αί¬ 
ρεσης: 
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Ισχύει το δικαίωμα προαίρεσης για επέκταση της δι¬ 
άρκειας της αρχικής Σύμβασης με διαπραγμάτευση, 
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο εδάφιο (β) της παραγράφου 4 
του άρθρου 25 του π.δ. 60/2007, υπό τον όρο ότι το 
δικαίωμα προαίρεσης θα ασκηθεί το αργότερο δύο (2) 
έτη πριν από τη λήξη της αρχικής Σύμβασης και με 
την προϋπόθεση ότι θα συμφωνήσουν αμφότερα τα 
συμβαλλόμενα μέρη. 

5. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό 

5.1 Στον Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν 
Φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις ή 
κοινοπραξίες μεταξύ αυτών, με οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό, που έχουν συσταθεί και είναι εγκατεστημένοι στα 
κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊ¬ 
κού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη - μέλη που έχουν 
υπογράψει την Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. 

5.2 Κάθε Προσφέρων θα πρέπει υποχρεωτικά να τεκ¬ 
μηριώσει ότι διαθέτει όλους τους συντελεστές που 
απαιτούνται για την ορθή και επιτυχημένη υλοποίηση 
όλων των επί μέρους αντικειμένων και του συνολικού 
αντικειμένου της Σύμβασης, ήτοι: των μελετών, των κα¬ 
τασκευαστικών έργων, της χρηματοδότησης, της λει- 
τουργίας/διαχείρισης και της συντήρησης του Π.Π. 

6. Εγγυήσεις 

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι Διαγωνιζόμενοι 
θα καταθέσουν εγγυητική(ές) επιστολή/ές) συμμετοχής, 
συνολικού ύψους € 138.725,00. Η εγγύηση συμμετοχής 
πρέπει να είναι αόριστης διάρκειας ή να έχει ισχύ του¬ 
λάχιστον τριακοσίων (300) ημερών από την ημέρα κα¬ 
τάθεσης των Προσφορών. 

7. Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προ- 
σφέροντος. 

Κάθε υποψήφιος/προσφέρων, για τη συμμετοχή του 
στο Διαγωνισμό, πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις 
που προσδιορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη. 

8. Αδεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριό¬ 
τητας. 

Κάθε οικονομικός φορέας που επιθυμεί να συμμετά- 
σχει στην παρούσα Σύμβαση οφείλει να αποδείξει την 
εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή 
να προσκομίζει ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποι¬ 
ητικό, όπως προσδιορίζεται στο Παράρτημα IX Γ του 
π.δ. 60/2007 για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και 
σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος 
μέλος εγκατάστασης του. Εργοληπτικές επιχειρήσεις 
του Μ.Ε.Ε.Π. των οποίων εκκρεμεί αίτηση επανάκρισης 
ή αναβάθμισης από 30.6.2008 και εντεύθεν, γίνονται 
δεκτές. 

9. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Κάθε υποψήφιος/προσφέρων, για τη συμμετοχή του 

στο Διαγωνισμό, πρέπει να πληροί τα κριτήρια οικονο¬ 
μικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που προσδι¬ 
ορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη. 

10. Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες 

10.1 Κάθε υποψήφιος/προσφέρων, για να δύναται να 
συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, πρέπει, επί ποινή αποκλει¬ 
σμού, να διαθέτει επαρκείς τεχνικές και επαγγελματικές 
ικανότητες οι οποίες να καλύπτουν όλα τα επί μέρους 
αντικείμενα του Αντικειμένου της Σύμβασης (μελέτη, 
κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία/διαχείριση, συ¬ 
ντήρηση, εμπορική εκμετάλλευση). 


10.2Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται 
στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 
φύσης των δεσμών του με αυτές. Στην περίπτωση αυτή, 
πρέπει να αποδείξει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι, για 
την εκτέλεση της Σύμβασης, θα έχει στη διάθεση του 
τους αναγκαίους τεχνικούς πόρους, με την προσκόμιση 
σχετικής έγγραφης δέσμευσης των φορέων αυτών. 

10.3 Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονο¬ 
μικών φορέων μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες 
των μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων. 

11. Δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι Προσφέροντες 

Γ ια τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, οι δικαιού¬ 
μενοι συμμετοχής πρέπει -επί ποινή αποκλεισμού- να 
προσκομίσουν δικαιολογητικά και έγγραφα για την πι¬ 
στοποίηση της νομιμοποίησης των επιχειρήσεων τους, 
της προσωπικής κατάστασης και της πλήρωσης των 
όρων τεχνικού και οικονομικού χαρακτήρα, όπως περι- 
γράφονται αναλυτικά στη Διακήρυξη. 

12. Διάθεση εγγράφων διαγωνισμού - πληροφορίες 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα 

συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού σε ψηφιακή μορφή 
(οό-Γοπι) μέχρι και την 2.10.2009, έναντι ποσού 100 €, 
από τα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων στην ακόλουθη 
διεύθυνση: Γ. Γεννηματά 2, Τ.Κ. 20200, Κιάτο, τηλ.: +30 
2742360114, ΤοΙθίαχ: +30 27420 23562, θ-πιαίΙ: ό-3ίΙ<γοη@ 
οΙβηθΙ.ςΓ. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι που δικαιούνται συμμετοχής 
στον Διαγωνισμό μπορούν να παραλάβουν τα παρα¬ 
πάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν 
έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την Δη- 
μοπρατούσα Αρχή, πέραν του προαναφερόμενου ποσού, 
και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 
Υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των 
Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μετα¬ 
φοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για 
την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. Οι ενδι¬ 
αφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις σχετικά 
με το περιεχόμενο των τευχών του παρόντος διαγωνι¬ 
σμού, υποβάλλοντας γραπτώς τις ερωτήσεις τους στη 
Δημοπρατούσα Αρχή, το αργότερο μέχρι την 2.10.2009. 
Η Υπηρεσία θα απαντήσει, το αργότερο, μέχρι και 6 
ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών. 

13. Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 12.10.2009, ώρα 11 π.μ., 

στο Δημαρχείο Σικυωνίων, Κιάτο. 

14. Ισχύς Προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέ¬ 
ροντες για διάστημα εννιά (9) μηνών από την ημερο¬ 
μηνία υποβολής των προσφορών. Προσφορές που θα 
αναφέρουν ημερομηνία λήξης ισχύος μικρότερη της 
παραπάνω αναγραφόμενης, απορρίπτονται. 

15. Τρόπος ανάδειξης Αναδόχου 

Η Σύμβαση θα ανατεθεί στην πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με το εδάφιο 
(α) της παραγράφου (1) του άρθρου 51 του π.δ. 60/2007, 
βάσει αξιολόγησης των τεχνικών και των οικονομικών 
προσφορών. Τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών 
περιγράφονται αναλυτικά στη Διακήρυξη. 

Υποβολή προσφυγών: εντός 5 (πέντε) ημερολογιακών 
ημερών από την ανακοίνωση του Πρακτικού για κάθε 
ένα από τα τρία στάδια της διαδικασίας. 

16. Γλώσσα Σύμβασης 
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Όλα τα έγγραφα και στοιχεία του διαγωνισμού και 
όλα τα έγγραφα και στοιχεία της προσφοράς πρέπει να 
είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Πιστοποιη¬ 
τικά σε γλώσσα εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από νόμιμη μετάφραση στη Ελληνική. Σε 
περίπτωση διαφωνίας στη μετάφραση, θα επικρατεί η 
ελληνική διατύπωση. 

Η Σύμβαση θα συνταχθεί και θα εφαρμοσθεί στην 
ελληνική γλώσσα και το σύνολο των εγγράφων που 
απορρέουν από τη Σύμβαση, ανεξαρτήτως φορέα και 
θέματος, θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης 
στην Ε.Ε.: 12.8.2009. 

Σικυωνίες, 12 Αυγούστου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΛΟΥΦΑΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΔΕΩΝΟΣ 

Αριθμ. 4.450 

Ο Δήμαρχος Μεδεώνος διακηρύσσει ότι την 8.9.2009 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των 
προσφορών) στο Δημαρχείο Κατούνας, θα διεξαχθεί με 
ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: : προσφοράς με 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών 
εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρω¬ 
μένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους ν. 
3669/2008, ν. 3263/2004, ν. 3212/2003, ν. 2940/2001, ν. 
2372/1996, ν. 2338/1995, ν. 2229/1994, τις διατάξεις του 
π.δ. 334/2000, π.δ. 609/1985, π.δ. 210/1997, κ.α. όπως τρο¬ 
ποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή 
του έργου με τίτλο: «Βελτίωση -Διευθέτηση χειμάρρων 
Κάμπου Κατούνας». 

Ο κωδικός του έργου είναι: 321/26 και πρόκειται για 
το υποέργο με τίτλο «Βελτίωση-Διευθέτηση διατομής 
χειμάρρων Κάμπου Κατούνας». 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία Χωματουργικά, με προϋπο¬ 
λογισμό 86.797,79 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα) β) κατηγορία Σκυροδέματα, με προϋπο¬ 
λογισμό 32.105,26 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα) Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων 
εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό 
θεώρησης 280/2009 της Τ.Υ.Δ.Κ. Αιτ/νίας, ω έρχεται 
στο ποσό των 118.903,05 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 145.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στα Γρα¬ 
φεία του Δήμου Μεδεώνος και της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αιτωλ/νίας 
(τηλ. 26310-55433, Πληροφ. Παληγεώργος) τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Τ.Υ.Δ.Κ. 
Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και Δ/σης Ν. ΑιτωλΜας, Τ.Κ. 30200 
(τηλ.: 26310-55433, Ρεχ: 26310-55425), μέχρι και την προ¬ 
ηγούμενη Πέμπτη (και αν αυτή είναι αργία η προηγούμε¬ 
νη εργάσιμη) πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της 
Δημοπρασίας (της ημέρας του διαγωνισμού μη συμπε- 
ριλαμβανόμενης) έναντι ποσού 


Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 

1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη για έργα κατη¬ 
γορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 3669/2008 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του 
άρθρου 16 του ν 3669/2008 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 
16 του ν. 3669/2008 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 
% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύ¬ 
λια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 2.379 ΕΥΡΩ 
και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς 
το Δήμο Μεδεώνος. 

Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 ημερών, μετά 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
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Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια 
έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι πέντε (5) 
ημερολογιακούς μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 
- 2013» με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75,00% από 
το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25,00% από Εθνική Δ απάνη (Αριθμός 
ΣΑΕ 2823) 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Μεδεώνος 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι εν¬ 
διαφερόμενοι από το Δήμο Μεδεώνος, αρμόδιος υπάλλη¬ 
λος Παν. Καψάλης (τηλ.:2646039019 Φαξ:2646031851) και 
την Τ.Υ.Δ.Κ. Αιτ/νίας (τηλ.:2631055433 Φάξ:2631055425), 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Κατούνα, 12 Αυγούστου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΡΑΦΗΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ 

Αριθμ. 5648 

Ο Δήμαρχος Απολλωνιών διακηρύττει ότι εκθέτει 
σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές με το σύστημα του ενιαίου ποσο¬ 
στού έκπτωσης χωρίς όριο καθώς και τις διατάξεις 
του άρθρου 4 του ν. 1418/1984, όπως αυτός τροπο¬ 
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 2229/1994 και 
τις δ/ξεις του άρθρου 13 του ν. 2338/1995 το οποίο 
τροποποιεί και συμπληρώνει το ν. 1418/1984, το π.δ. 
609/1985 και τον ν. 2229/1994, ως επίσης και των Δι¬ 
αταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που εκδόθη- 
καν σε εκτέλεση του ν. 1418/1984, του ν. 2940/2001, του 
ν. 3212/2003 όπως ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς και του 
ν. 3263/2004 και όποιων ήθελαν ισχύσει από την ημερο¬ 
μηνία δημοπράτησης του έργου: 

«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ (ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΣΥ- 
ΒΟΤΑ)» προϋπολογισμού δαπάνης 100.000 ευρώ (πλέον 
Φ.Π.Α. 19%). 

Το σύνολο του προϋπολογισμού αφορά την κατηγορία 
για έργα Λιμενικά. 

Ήτοι εργασίες : 84.033,62 € 

Φ.Π.Α. 15.966,39 €. 

Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει κατόπιν εφαρμογής 
του ν. 3263/2004 με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 

Το έργο θα κατασκευαστεί στο Δήμο Απολλωνιών 
και στο Δ.Δ. Βασιλικής - Συβότων. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΘΗΣΕΑΣ. 

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Απολ¬ 
λωνιών στη Βασιλική Λευκάδας την 1.9.2009 ημέρα Τρίτη 
και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10:00 π.μ. Αν 
για οποιονδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν διενεργηθεί 
την ημέρα αυτή, τότε αναβάλλεται για την ίδια ώρα την 
επομένη Τρίτη 8η Σεπτεμβρίου, χωρίς την υποχρέωση 
ειδοποίησης από την Αναθέτουσα αρχή. 


Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 
τρεις (3) μήνες Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές 
ταχυδρομικά μέσω Πρωτοκόλλου καθώς και προσφορές 
για τμήματα του έργου ή εναλλακτικές προσφορές. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Εγγεγραμμένες 
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται 
στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 
και 1η τάξη για έργα Λιμενικά , εργοληπτικές κοινοπρα¬ 
ξίες και αντίστοιχες εργοληπτικές επιχειρήσεις Κρατών 
μελών της Ε.Ε., σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις όπως και κατασκευαστικές επιχειρήσεις εκτός 
Ε.Ε. που έχουν τα ουσιαστικά προσόντα σε όσες περι¬ 
πτώσεις αυτό προκύπτει από διεθνείς υποχρεώσεις της 
χώρας. Ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του 
για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε Δημόσια 
Συνεδρίαση την ίδια ημέρα του διαγωνισμού, όπως και 
ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και των οικονομικών προσφορών τουλάχιστον των δέκα 
πρώτων κατά σειρά μειοδοσίας. Αν δεν γίνει δυνατή η 
ολοκλήρωση του ελέγχου λόγω πληθώρας προσφο¬ 
ρών, η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες 
ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την 
αναβολή της σε ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται με 
τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρε¬ 
σίας. 

Την ώρα της αποσφράγισης των προσφορών, διευκρι¬ 
νίζεται ότι επιτρέπεται να παραστούν όλοι οι διαγωνι- 
ζόμενοι που έχουν λάβει μέρος στο Διαγωνισμό. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 1.681 
ΕΥΡΩ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Πα¬ 
ρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανα¬ 
γνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Περισσότερες 
πληροφορίες δίνονται από τα γραφεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Απολλώνιων στα τηλέφωνα 
2645361022 και 2645361024 καθώς και στα γραφεία της 
Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Λευκάδας (Φ. Πανάγου 8) στα τηλέφωνα 
2645022285 και 2645022476 κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. Τα τεύχη δημοπράτησης διανέμονται μέχρι και 
δύο (2) ημέρες πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού και 
θα διατίθενται από τα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. Λευκάδας. 

Βασιλική, 12 Αυγούστου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 
-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΗΠΙΑΔΟΣ 
Αριθμ. 3373 

Ο Δήμαρχος Σηπιάδος διακηρύσσει ανοικτό δημόσιο 
διαγωνισμό για την εκτέλεση του «ΕΡΓΟΥ» «ΥΠΟΣΤΗ¬ 
ΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΔΙΤ για την Αξιοποίηση μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. της 
έκτασης του πρώην κοινοτικού οαπιρίπρ Μηλίνας του 
Δήμου Σηπιάδος», με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφε- 
ρότερη προσφορά. 

Η διάρκεια του «Εργου» ανέρχεται σε τρεις μήνες για 
την Α’ Φάση και τρεις μήνες για τη Β’ Φάση από την 
ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 
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Ο συνολικός προϋπολογισμός του υπό την παρούσα 
διακήρυξη «Εργου» ανέρχεται στο ποσό των Εβδομήντα 
χιλιάδων ευρώ (70.000,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ. 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται ανά κατηγορία φάσης 
υλοποίησης του «Εργου» σε: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 



ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
/ ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ¬ 

ΓΙΣΜΟΣ 

Α.1 

Προετοιμασία ΜαείθΓ ΡΙαπ και 
Σεναρίων Βιωσιμότητας 

34.000,00 € 

Α.2 

Προετοιμασία των Διαδικα¬ 
σιών Εγκρίσεων αλλά και 
της επιτυχούς προσέλκυσης 
επενδυτών 

Β.1 

Υλοποίηση των σταδίων της 
Σύνταξης των Τευχών Δημο¬ 
πράτησης. 

36.000,00€ 

Β.2 

Υποστήριξη του Δήμου στην 
Διεξαγωγή του Διαγωνισμού 
και στην Διαδικασία Αξιολο¬ 
γήσεων 

Β.3 

Υποστήριξη του Δήμου στην 
φάση των διαπραγματεύσεων 
με τους υποψήφιους αναδό- 
χους 

Υποστήριξη του Δήμου στην 
υπογραφή της σύμβασης 


ΣΥΝΟΛΟ 

70.000,00€ 


Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 
του ΥΠΕΣ. 

Ο Διαγωνισμός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία 
(ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές), 
για υπηρεσίες παροχής συμβούλων επιχειρήσεων και 
συναφείς υπηρεσίες, ΟΡΟ 865,866, σύμφωνα με τα προ- 
βλεπόμενα: 

1. στο ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων), 

2. αναλογικά στον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών των 
ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ) σε συνδυασμό με το 2286/1995 και τις 
μετέπειτα τροποποιήσεις του 

3. στο άρθρο 83 του ν. 2362/1995. 

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών ή κοινοπραξίες φυ¬ 
σικών προσώπων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που 
ασχολούνται με την παροχή σχετικών υπηρεσιών. Η 


παροχή των υπηρεσιών που αφορά η παρούσα δεν επι¬ 
φυλάσσεται με νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές 
διατάξεις σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους 
είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς 
τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, είτε απο- 
στέλλοντας την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή 
ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (οουποι·) στην έδρα της ΑΝΑ- 
ΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Δήμος Σηπιάδος Νομού Μαγνησίας- 
Λαύκος-ΤΚ 37006, Ταχυδρομικό γραφείο Αργαλαστής, 
Τηλ: 24230-66050, ίαχ: 24230-66040. 

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι 
προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απα¬ 
ραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλή¬ 
θηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα 
είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ έγκαιρα. 

Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ουδεμία ευθύνη φέρει για τη 
μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το 
περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

Οι προσφορές υποβάλλονται ενώπιον της αρμόδι¬ 
ας Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, από την 
15.8.2009 έως και την 10.9.2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
12:00 στην έδρα της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Δήμος 
Σηπιάδος Νομού Μαγνησίας-Λαύκος-ΤΚ 37006, Ταχυ¬ 
δρομικό γραφείο Αργαλαστής, Τηλ: 24230-66050, ίαχ: 
24230-66040. 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω 
ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμ- 
βάνονται, ούτε αξιολογούνται, αλλά επιστρέφονται. 

Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό συνοδεύεται υπο¬ 
χρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού από εγγυητική 
επιστολή ύψους 5% του συνολικού προϋπολογισμού 
του «Εργου» συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στους 
όρους διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Η δαπάνη δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνει τον 
Δήμο Σηπιάδος. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προ¬ 
κήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης οι ενδιαφερόμενοι 
πρέπει να προσέρχονται στα γραφεία του Δήμου Ση¬ 
πιάδος στο Λαύκο αρμόδιος υπάλληλος Άγγελος Μα- 
ντζίρης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00 
π.μ. εως 14.00 μ.μ., τηλ. 24233-50410. 

Λαύκος, 11 Αυγούστου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΚΟΥΛΑΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 

23104 23956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

2410 597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

210 4135228 

ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 

26610 89122 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

2610 638109 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 

2810 300781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 

26510 87215 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 

22510 46654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 

25310 22858 




ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υοοιρή 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υοοιριί ΡΥΡ/ΟΡ 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5 € 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

- 

- 

100 € 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή οά-Γοπι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 ί ανά 50 σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή οά-ΓΟΠί/άνά, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.; Τηλεφωνικά: 210 4071010 ■ (αχ: 210 4071010 - ίπίετηβΐ: ΗΗρ://νννννν.β1.9ΐ· 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


* Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. 

* Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π, Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται, 
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 < ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ί ανά έτος παλαιότητας. 

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία 
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, 
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. 

* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο¬ 
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Οργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα 
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). 

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. 

* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.; 210 8220885, 210 8222924,210 5279050. 

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.θΐ.ςτ). 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ηΐΐρ://νννννν.θ1.οιι· - θ-πίθΜ: ννθΙ)Γη35ΐθΓ.θΙ@θΙ.(|Γ 

* 1 200423 14080900 16 * 



Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α.Ε.Δ. 

10 € 

Δωρεάν 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

2.250 € 

645 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

95 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70€ 

Δωρεάν 

Ο.Π.Κ. 

- 

Δωρεάν 

Α'+ Β'+ Δ' + Α.Α.Π. 

- 

450 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α' 

225 € 

190 € 

Β' 

320 € 

225 € 

Γ' 

65 € 

Δωρεάν 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 

Δωρεάν 

Δ' 

160 € 

80 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

80 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

33 € 


































